LS, 1,858. 


Aleg. 166. 


Npra wozdanie 


komisyi gospodarstwa krajowego o sprawozdaniu Wydziału kra- 
jowego, dotyczącego regulacyi rzeki Nowego Brnia z dopływami. 


Wysoki Sejmie! 


Regulacya Nowego Brnia jest niezaprzeczenie największą z robót melioracyjnych przez 
kraj subwencyonowanych i jako taka miała w sobie wszystkie warunki, żeby od początku uznaną 
była za przedsiębiorstwo krajowe; długość bowiem tej regulacyi wynosi wraz z dopływami 104 
kilometry, a ogarnia przestrzeń inundacyjną na przeszło 31.000 morgach. 

Spółki wodne z natury swojej kwalifikują się przedewszystkiem do przedsiębiorstw lokal- 
nych, gdyż zarząd ich, składający się z ludzi oddanych innym obowiązkom, sprostać może temu 
zadaniu jedynie pod warunkiem bliskich odległości, a więc bezpośredniego dozoru i kierownictwa, 
oraz uproszczonej manipulacyi technicznej i kasowej. Przy tak wielkiem przedsiębiorstwie jednak 
jak regulacya Nowego Brnia, funduszach idących w setki tysięcy, długości linii siedmiomilowej, 
zarząd spółki wodnej nie jest w stanie obowiązkom swoim przy najlepszej woli, i chęci w peł- 
nej mierze zadość uczynić. Ztąd też pomimo wielkiej ofiarności, pracy i trudów, czynników 
współdziałających, pomimo znacznych kosztów, poniesionych przez interesowanych na zarząd, 
regulacya sama nie postąpiła tak znacznie, jak tego spodziewać się było można w przeciągu 
5-letniego okresu. 

Ale inne jeszcze względy trzeba wziąć na uwagę co do wyjątkowego położenia intereso- 
wanych przy tem właśnie przedsiębiorstwie. 

Już po powodzi w roku 1882, gdy rzeka górna Żabnica została uregulowaną, znalazły się 
okolice poniżej położone, które właśnie stanowią przedmiot regulacyi Nowego Brnia w konie- 
ezności przystąpienia niezwłocznie do zabezpieczenia się przed tem większą klęską powodzi, 
ile że przypływ wielkich wód z górnej Żabnicy, jako uregulowanej, zapowiadał się silniejszym 
i niemogącym się pomieścić w dawnem korycie Nowego Brnia. 

Wylew w roku 1884, aż nadto te obawy i przewidywania potwierdził. 

Przystąpiono więc bezzwłocznie do robót na podstawie dawnych planów rządowych, popra- 
wionych przez krajowe biuro melioracyjne i użyto w tym celu oprócz zapomogi powodzio- 
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wej także pożyczki prywatnej w kwocie 25.000 zł. w. a. poręczonej przez tamtejszych oby- 
wateli. 

Po tak znacznem posunięciu się w tem przedsiębiorstwie, które koniecznością i wyjątko- 
wemi klęskami było wywołane, interesowani musieli przyjąć wszelkie nałożone im warunki, 
choćby nawet ich możność przewyższały, byle przedsiębiorstwo raz już stanęło ua drodze usta- 
wodawstwem wskazanej i fundusze uzyskane za pomocą kredytu prywatnego na rzecz prawomo 
enej spółki wodnej mogły być przeniesione. 

Interesowani wnosili de Wysokiego Sejmu prośbę o wytworzenie przedsiębiorstwa krajo- 
wego i tylko niedostatecznemu doświadczeniu w tych sprawach przypisać należy, że Wydział kra- 
jowy, pomimo wględów, które juź wówczas przemawiały za przedsiębierstwem krajowem, przy 
szedł do Sejmu z projektem utworzenia przymusowej spółki wodnej, która potrzebom i warun- 
kom tego przedsiębiorstwa nie odpowiadała. 

Według ustawy przymusowe spółki wodne winny ponosić koszta katastru i zarządu wyłą- 
cznie na swój rachnnek, co przy tak znacznej dłngości linii regulacyjnej, oraz wielkiej ilości bo 
przeszło 7.000 interesowanych, musiało spowodować wyjątkową ich wysokość. 

Wreszcie, gdy przy innych przedsiębiorstwach tego rodzaju, obszar konkurencyjny w ko- 
rzystniejszym przedstawia sie stosunku do zakresu koniecznych robót to w tym wypadku sto- 
sunek ten jest nader dla interesowanych uciążliwym. 

I tak, gdy n. p. przy kanale Zyblikiewicza na obszar konkurencyjny 14.000 morgów było 
8 kilometrów długości kanału, a więc na 1000 morgów przybyło 0:57 kilometra, to przy regu- 
lacyi Nowego Brnia 31.000 morgów do 104 kilometrów linii regulacyjnej, wypada na każde 1000 
morgów 3'35 kilometra Skutkiem tego prestacya z jednego morga musiała tn być w tym samym 
stosunku większą. 

Obecnie Wydział krajowy przychodzi z wnioskiem uznania regulacyi Nowego Brnia za 
przedsiębiorstwo krajowe, skutkiem czego pierwotny kosztorys uledz musi niejakiej zmianie 
i podwyższeniu, a mianowicie o kwotę 25.000 zł. w. a. na koszta zarządu, dalej o kwotę 
5.305 zł 2 et. w. a. na koszta utrzymania w czasie budowy wreszcie o kwotę 4.213 zł. 
98 et. w. a. na wydatki nieprzewidziane kosztorysem. Tym sposobem suma ogólna kosztorysu, 
zamiast pierwotnie preliminowanej 425.481 zł. w. a, wynosić będzie 460.000 zł. w. a. 

Wszystkie trzy powyższe podwyższenia są zdaniem komisyi gospodarstwa krajowego uspra- 
wiedliwione, ponieważ koszta zarządu przy przedsiębiostwach krajowych według ustawy ponosić 
winien fundusz regulacyjny, dotyczezasowe zaś stosunkowo wysokie koszta zarządu i katastru, 
poniosła wyłącznie spółka wodna i te jej zwrócone nie będą. 

Co się tyczy kosztów na utrzymanie w czasie budowy i wydatków nieprzewidzianych ko- 
sztorysem, to 2 dotychczasowej praktyki przy regulacyi Nowego Brnia okazało się, że prelimi- 
nowane pierwotnym kosztorysem kwoty były niewystarczające, z powodu nader trudnych wa- 
runków terenu i zamulania piaskiem łożyska rzeki w dolnym biegu, a zarazem nieobjętyek ko- 
sztorysem wydatków na przejazdy, kładki i t. d. dla koniecznej komunikacyi z okolicznemi 
polami. 

Różnież Wydział krajowy zamierza rozłożyć roboty na dalszy okres Ścioletni, a to tak ze 
względu na niemożność wykonania robót w czasie wskazanym pierwotną ustawą, jakoteż ażeby 
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funduszu krajowego chwilowo nie obciążać. Według tego projektu pomimo powiększenia ogólnego 
udziału kraju z 30% na 40% w tem przedsiębiorstwie, roczne raty krajowe będą o 2.763 zł. 
95 et. w. a. mniejsze niż dotychczasowe. 


Z przedłożenia Wydziału krajowego okazuje się, że z pięciu rat, które miały być według 


ustawy dytychczas uiszczone, kraj miał złożyć . ; A $ a ; 91.174 zł. 50 ent. 
państwo 2 $ 2 : ; : i à ; E : : à 91.174 „50 , 
spółka wodna Ê 3 l ; > , ; 3 A r É 5 121.566 „ — » 

razem . 308.915 zł. — ent 


z których według zestawienia rachunków spółki i protokołu komisyi koluadacyjnej wydano na 
roboty 150.389 zł. OT ent. w. a.; resztującą zaś kwotę spółka, u w części kraj i państwo po 
koniec roku bieżącego do funduszu regulacyjnego Nowego Brnia wypłacić mają. Że jednak 


spółka uściła dotąd na rachunek robót tylko . ; ; Ç i 3.810 zł. 17 cnt. 

przeto, wedłng preliminarza do końca bieżącego roku złożyć ma . o  JUJ6B „ EB - 
razem . _ 121.566 zł. — ent. 

którą to kwotę pożyczką z funduszu melioracyjnego pokryje. Oprócz tego 

spółka poniosła koszta katastru, zarządu i inne wydatki w kwocie . $ 38.564 zł. 83 ent. 


przeto po koniec r. 1889. będzie dotychezasowe przedsiębiorstwo regulacyi 
Nowego Brnia kosztowało spółkę ; ; : : : É ó . 159.930 zł. 83 ent. 
wal. austr. 

Jeśliby w mysl wniosku Wydziału krajowego regulacya nowego Brnia miała być przyjętą, 
przy nowo projektowanym kosztorysie, na przedsiębiorstwo krajowe, natenczas fundusz krajowy 


partycypowałby (40% od 460.000 zl) kwotą . 3 $ : E 4 ; 184.000 zt. 
panstwo (30% od 400.000) kwota . 5 3 3 ; i ; > : a 158.000 „ 
a spółka (30% od 460.000 zł.) kwotą |. : 3 É d ; ; ï 138.000 „ 
razem ; 460.000 zł. 
w. a. czyli po straceniu uiszczonych lub w r. b. jeszeze uiścić się mających kwot przez kraj, 
państwo i spółkę, przypada do zapłacenia na kraj ; : á ; . 92.825 zł. 50 cent. 
na państwo . ; ; à Ë ó A ó : d á . 46.825 „ 50 „ 
na spółkę : E á à ! s c É ; : ; . 16.434 „ 50 ent 


razem . 156.085 zł. w. a. 
Spółka zatem na całe przedsiębiorstwo regulacyi Nowego Brnia t. j. w przypadających na 
nią ratach procentowych, jakoteż kosztach zarządu, katastru konkurencyjnego i t. d., poniesie 


ogólny wydatek w kwocie po koniec r. 1889 jak wyżej  . : É . 159.930 zt. 83 ent. 
poczawszy od roku 1890 - a à : s k > 5 ^ . 16.434 „ — „» 
razem 176.364 zł. 83 ent. 


Ponieważ spółka na pokrycie powyższej sumy już częściowo zaciągnęła pożyczkę i na- 
stępnie uzupełnić ją musi nową pożyczką spłacalną w raiach amortyzacyjnych, przeto ogólna 
suma, którą kiedyś spółka dla spłacenia pożyczki uiścić musi, wraz z wbeiążającymi ją pro- 


centami, będzie o wiele większą. 


To też mimo ulgi przez utworzenie przedsiębiorstwa krajowego, interesowani chcąc uzyskać 
bezpiecseństwo i ochronę mienia przed niszczącemi ich klęskami, niezmiernie wielkim ciężarem. 
dla regulacyi Nowego Brnia obarczeni zostaną. 

Już zeszłoroczna komisya gospodartwa krajowego przy wyczerpujących nad tym przedmiotem 
rozprawach, zaznaczyła w poufnej naradzie daleko idące wątpliwości, co do uwzględnienia 
prośby spółki wodnej Nowego Brnia, ażeby nie stwarzać szkodliwego precedensu lekkomyślnego 
tworzenia się przedsiębiorstw, na które siły interesowanych wystarczyć nie mogą, Szukając 
póżniej wobec, smutnego położenia ratunku w fuuduszu krajowym. Z powodu braku ścisłych 
zestawień rachunków nie przyszła zeszłoroczna komisya ze swoimi wnioskami do wysokiego Sejmu. 

Tegoroczna komisya gospodarstwa krajowego ponawia zasadniczo te same zapatrywania, 
mając jednak przedłożone dokładne rachunki spółki i sprawozdanie komisyi kolaudacyjnej, sądzi 
że wyjątkowo uznanie regulacyi Nowego Brnia, jako przedsiębiorstwo krajowe jest konieczne, 
a to najprzód ze względów na wstępie niniejszego sprawozdania przytoczonych, następnie, 
ażeby największemu przedsiębiorstwu meliorucyjnemu, które dla dużej przestrzeni kraju ma nie- 
wątpliwie doniosłe znaczenie i stanowi systematyczną całość z wykonanemi już robotami przy 
regulacyi górnej Żabnicy, kanału Zyblikiewicza i Starego Brnia, zapewnić prawidłowe i sku- 
teczne wykończenie, a wyłożone już fundusze produktywnymi uczynić, wreszcie ze względu, że 
tak przedłożony projekt nie tylko nie obciąży chwilowo budżetu krajowego, ałe przeciwnie 
niejaką ulgę mu przynosi. 

Z tych wniosków powodów komisya gospodarstwa krajowego wnosi: 

Wysoki Sejm raczy uchwalić ustawę załączoną pod ./ 


Lwów dnia 10 listopada 1889. 


t Przewodniczący : 


X... Wodzicki w. r. 


Sprawozdawea : 


Gorayski w. r. 


Ustaw a. 


z dnia . . ........ .. o wykończeniu regulacyi rzeki Nowego Brnia 
z dopływami. 


Za zgodą Sejmu krajowego Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi 4 Wielkiem Księstwem 
Krakowskiem rozporządzam, co następuje ; 
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Regulacya rzeki Nowego Brnia z dopływami, która rozpo- 
częta została na podstawie ustawy z dnia 18. maja 1885 Dz. u. 
kraj. Nr. 34 przez przymusową spółkę wodną jako przedsiębior- 
stwo subwencyonowane z funduszu krajowego, ma być wykończoną 
począwszy od r. 1890 w ciągu lat sześciu jako przedsiębiorstwo 
krajowe. 


$. 2, 

Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma uzupełniony 
w r. 1887 przez krajowe biuro melioracyjae i zatwierdzony roz- 
porządzeniem ministerstwa rolnictwa z dnia 12. pardziernika 1887 
l. 9811 projekt rządowy z r. 1875, preliminujący koszta właściwej 
budowy na 425,481 zł., które z kosztami zarządu za czas w & 1. 
wskazany, a obliczonymi na 25.000 zł., tudzież podwyższeniem 
kosztów utrzymania w czasie budowy o 5.305 zł. 2. et. i wydatków. 
nieprzewidzianych kosztorysem o kwotę 4.213 zł. 98 et., przedsta- 
wiają koszta całej regulacyi w sumie 460.000 zł. 

Wydział krajowy jest jednak upoważnionym do poczynienia 
zmian w tym projekcie w porozumieniu z administracyą państwa 
w obrębie granie powyższej snmy kosztów budowy. 


$. 3. 

Koszta wykończenia budowy wraz z podwyższonymi wydat- 
kami na utrzymanie w czasie budowy i wydatkami mieprzewidzia- 
nymi kosztorysem, zarówno jak i koszta zarządu, począwszy od r. 
1890, pokryte będą z mającego się w tym celu utworzyć fundu- 
szu regulacyjnego. 

Do tego funduszu regulacyjnego wpłacone być mają przede- 
wszystkiem przez spółkę wodną zapadłe w myśl ustawy z dnia 
13. maja 1885 Dz, u. kraj. Nr. 84 pierwsze pięć rat zasiłków kra- 
jowych i państwowych oraz prestacyj uczestników spółki wodnej 
za lata 1885 de 1889 w kwocie 308.915 zł, z potrąceniem kosz- 


tów dotychczasowej budowy, a wynoszących wedle aktu ko- 
laudacyjnego z dnia 14. sierpnia 1889 kwote 138.399 zł 38 ct, 
uraz kosztów dalszej budowy, którą Wydział krajowy na rachunek 
spółki wodnej prowadzić będzie do czasu wejścia w życie niniej- 
szej nstawy. 

Do pokrycia uzupełniającej reszty do sumy 460.000 zł. w kwo- 
cie 156.085 zł. mają się przyczynić począwszy od r. 1890: 

a) fundusz krajowy bezzwrotnym zasiłkiem w kwocie 92.825 zł. 
50 et, celem uzupelnienia uiszczonych już pięciu rat do wysokości 
czterdziestu procent wskazanych powyżej kosztów całej regulacyi 
(460.000): 

b) państwowy fundnsz melioracyjny w myśl $. 6. ustępu 1. 
i $. 4. ustępu I. ustawy z dnia 30. czerwca 1884 Dz. u. p. Nr. 
116 bezzwrotnym zasiłkiem w kwocie 46.825 zł. 50 et. celem 
uzupełnienia majacych się uiścić w mysl ustawy z dnia 13. imaja 
1685 Dz. u. kraj. Nr. 34 pięciu pierwszych rat zasiłków państwo- 
wych do wysokości wwzydziestu proceni kosztów repulacyi ; 

c) wreszcie spółka wodna dla regulacyi rzeki Nowego Brnia 
4 dopływami kwotą 16.434 zł. celem uzupełnienia mających się 
uiścić w myśl powołanej pod b) ustawy krajowej pierwszych pię- 
ciu rat prestacyi do wysokości trzydziestu procent kosztów regu- 
lacyi. 


8. 4. 


Rozłożeniem i ściągnięciem datków stron interesowanych 
zajmie się zawiązana w myśl $. 1. ustawy z dnia 13. maja 1885. 
Du. u. kraj. Nr, 34. spółka wodna dla regulacyi Nowego Brnia 
wraz z dopływami, której zakres działania w zastosowaniu do ni- 
niejszej ustawy określą dodatkowe postanowienia statutu mające się 
ułożyć przez władzę polityczną. 


$. 5. 

Wyszczególnione w $. 3. pod a), b), c) zasiłki krajowe i pań- 
stwowe oraz prestacye spółki wodnej mają być uiszezone do fun- 
duszu regułacyjnego, począwszy od r. 1890 w sześciu równych 
ratach rocznych z góry. 


$. 6. 

Dla utrzymania wykonanych robót regulacyjnych po skoń- 
czeniu budowy ma być utworzony osobny fundusz. 

Fnndusz ten składać się będzie: 

1. z kwoty osiągniętej ze sprzedaży uzyskanych przy regu- 
lacyi gruntów, jako kapitału zakładowego; 

2. a udsetek tej kwoty, jakie narosną w czasie budowy; 

3. z dochodów uzyskanych z wydzierżawienia szkarp koryta. 

Dalsze postanowienia co do rozkładu reszty kosztów na kraj 
i strony interesowane, ewentualnie utworzenia w tym celu jednej 
lub więcej spółek wodnych i innych zarządzeń potrzebnych dla 


konserwacyi budowli, wydane zostaną w drodze ustawodawstwa 
krajowego. 


$. 7. 


Wykonanie robót regulacyjnych i konserwacyjnych, począw= 
szy od r. 1890, zarówno jak i zarząd fnndnszu regulacyjnego i kon- 
serwacyjnego obejmuje Wydział krajowy. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys 
oznaczyć ma Wydział krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem, 
któremu podobnie jak i spółce wodnej dla regulaeyi Nowego Brnia 
wraz z dopływami przyznanym będzie wpływ odpowiedni na tok 
spraw technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa. 

Bliższe szezegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego 
wpływu, oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania 
rządowych orgauów technicznych, określi rozporządzenie wyko- 
nawcze, ktore ułoży Wydział krajowy wspólnie z Namiestniciwem 
z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez właściwe ministerstwa. 


8. 8. 


Sprzeczne z niniejszą ustawą postanowienia ustawy z dnia 
13. maja 1885 Dz. u. kraj. Nr. 34 tracą moc obowiązująca. 


8. 9. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim ministrom rolnictwa 
skarbu i spraw wewnętrznych. 
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Z Drukarni Ludowej we Lwowie. 
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